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"1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು" :'ಸರ್ಕಾರ 
' ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ; 

ಇ. | ಮಾಲೂರು-ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿ: ಮಾಲೂರು-ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯನ್ನು 
ದೊಡ್ಡತೆರೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸಲು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾಲೂರು ಯೋಜನಾ 
ಸಣ್ನ್ಣನೀರಾವರಿ : , ಡಲಾಖೆಯ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ : ಹಲವಾರು ಬಾರಿ| ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌) ತಯಾರಿಸಿ |. 
ಡಿಪಿಆರ್‌ .. . ತಯಾರಿಸುವಂತೆ | ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಾಯೋಣನ್ನುಖ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸದರಿ "ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಸ್ನತಾ 
ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೆೇ? (ಮಾಹಿತಿ | ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ;ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ.8.00 

| ನೀಡುವುದು) 0 ' |ಹೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ" ಮಾಲೂರು ಯೋಜನಾ 
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RJ 3 ೪ ಮ 
RTT FN ಕಳೆದ ಮೊರು'ಷಪರ್ಷಗಳನದ್‌ ಫೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆಯಪ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಸದ ಬಡಾಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ನವಕಗ 
Me - ಹ್‌ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ಕ್ಲಿಗಳಲ್ಲ 
? ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಹಂತ 
ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
>| ಜಿಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಸಂ ಬ್ರ ಣ್‌ ಸು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಅನುಬಾನ . “ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
KE 5 4 fj 5 6. 7 $ 9 10 M 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
gS 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ 
TE 8 410.00 285.72 | 285.72 5 - 
uk 
4702-00-101-1-07-139 “ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ £ 1099 125 1281 uh - 
2- |ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಸ - 
4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ | 
ಅಪಿವೃಡ್ಗಿ ಯೋಜನೆ 2 42.50 29.08 29.08 2 - 
3 loess poms | 02-00-101-1-07-159 ಪ್ರಧಾನ r 
MN PR DC °9- [28110 | 20644. | 206.44 9 - 
4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ NS ಸ ಫೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ U 100.00 41.57 41.57 1 K 
4 [ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ b 
4702-00-80 5-00-133 ವಠಾಷ "| ; 
ಪಷ್ಯದ್ಧಿ ಯೋಜನ 2 | 8000 69.16: | 69.16 2 - 
4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರದಾನ - ಸ 
| ಗಂನೆಲುಲಿತನಿಳ ಎಲವ 15 700.00 410.35 | 410.35 11 - 
5 [ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 
4702-00-800-8-00-153 ವಿಶೇಷ 
ಅಂವೈದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 2 40.00 48.30 46.30 2 - 
6 [aneeee [sensed |? 00-101- 107-159 
ರಾರ |ಶೀನಿವಾಸಪುರ | ್ಯಾರಿಗಳು.ಕೆೆಗಳ ಆದು 18 830.00 48582 | 486.82 18 - 
ಹ 60 2593.50 | - 1647.95 .| 1647.95. 51 0 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ - ಸ 
y 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ R ಪ 
ಕೋಲಾರ |ಕೋಲಾರ ಮ p ಸ -~- 3. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
! ¥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಢ ಆಧುನೀಕರಣ 2 200.00 ್‌ - 16 ನ , 
4702-00-101-1-07-139. “ಪ್ರಧಾನ 
ರ |ಮಾಲೂರು ಸ ಸ್ಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ. 
ER BE Se 2 125100 ಫ್‌ - ನ ಫಿ ಗು 
41 [4702-00-101-1-07-139 -ಫ್ರಧಾನ 
3 |ಕೋಲಾರ |ಬಂಗಾರಖೇಟೆ ಹ 3] | x ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ ಬ೦ಿಗಾರವೇಟಿ ಮ ುಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 2 120.00 7 ಸ 3 ಸ 
J 
4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ 
ೀಲಾ: ಜಿ.ಎಫ್‌ ಮ ಹ ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
wknd ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 1 75.00 £ - a ಸ 
4102-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ 
A ಪಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
§ ೮; ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 4 250.00 § a ಹ 3 ಪ್ರಸ್ಸ ಇ 


RN 


A 
ಸ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ 

ಕ್ರ % ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

>| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 

ಸಂ ನಾ ಣ್‌ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ನ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

TF 
x 14702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಲ 
p ನಿವಾಸಪೆ p : p p ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
6 |ಕೋಲಾರ |ಶೀನಿವಾಸಮರ | ಮ್ಹಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 6 250.00 5 4 ಇ i 
$ ಹಟ್ಟ 17 1020.00 0:00 ° 0.00 0 0 
I p 2 
4702-00-101-14-07-139 -ಪ್ರಧಾನ _ WK EE 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರ ಸಪ ಸ ೬ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 

1 [ಕೋಲಾರ |ಶೀನಿವಾಸಮರೆ | ಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 1 70.00 ಸ A ಸ ಎ ಜ್‌: 
} ಒಟ್ಟು 1 70.00 0.00 0.00 0 | 0 p 

13 ಜುಮ್ಹಾ ಒಟ್ಟು 78 3683.50 | 1647.95 | 1647.95 51 0 | 
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- ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


§ ರಾ.ಲಕ್ಷಗಳನ್ತ 
4 “ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
31ವರ್ಷ! ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು - ಅಂದರು ಗಡೆಂದಾ ವೆಚ್ಚ ” ಷರಾ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ * ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 3 El 5 6 7 % 9% 10 i 12 
ಫೋಲಾರ/ $702-00-101-1-07-139 ~- | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೊಜಗೀ 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಸೋಲಾರ ತಾಮಗೊರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ  ಕೊಳ್ಳೆದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆ 50.00 20.24 20.24 - - 
ಆಧುನೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫೋಲಾರ/ 4702-00-10i-1-07-139 - ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 
2 2018-19 | ಕೋಲಾರ ಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ | ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 50.00 29.09 29.09 - — 
Wi ಆಡುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫೋಲಾರ/ —00-101-1-07-139 - ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 
3 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಲಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ | ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 50.00 25.37 25.37 - - 
ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ, 4702-00-101-1-07-139 - K 
2008-19 | ಕೋಲಾರ MN ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 37.94 37.94| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕೋಲಾರ/ 4702-00-10)-1-07-139 - 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಲಾರ ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ರೆಗಳೆ | ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00| ’ - 55.34 55.34| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ರ್‌ ಆಧುನೀಕರಣ _ 
ಕೋಲಾರ/ 4702-00-101-1-07-139 — - ಎ 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಹೋಲಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 75.72 76.72) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
iia ಆಧುನೀಕರಣ _ 
ಕೋಲಾರ; | 02-00-101-1-07-19 - 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಸೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ | ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 35.00 24.43 24.43| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
Ne ಆಧುನೀಕರಣ 
1702-00-101-1-07-139 — 
018-19 (& ಕೋಲಾರ/ ನಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗ ತೊಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ " ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಸ ನಲಾರ ನಿಮಗಾರಿಗಳು- 4 _ KN ೨೩ - ಪೂರ್ಣಗೂಃ -— 
ನೀಲಾ) ಇಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಪೋಷೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 17.59 17.59 
ಕೋಲಾರ ಒಟ್ಟು - 410.00 285.72] 285.72 - 
2-00-101-1-07-139 ಸ 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಸು ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕರೆ K 7 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 27.42 27.42 | 
2 | 208-19 | ಕೋಲಾರ 2990 5.49 5.49 - ್‌ 
4702-00-101-1-07-139 - 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 50.00 39.60 39.60| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಹಟ್ಟು 109.90 72,51 72.51 
K ಮಾಲೂರು / | 4702-00-800-8-00-133 ; _ 
2018-19 | ಕೋಲಾರ ಮಾ . 22.50 45.15 15.45] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
if 


FREY 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10 


2018-19 


ಕೋಲಾರ 


4702-00-800-8-00-133 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಏರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


4702-00-101-1-07-139 - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


4702-00-101-1-07-139 - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


33.43 


33.43 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


4702-00-101-1-07-139 - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


60.00 


53.59 


53.59 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


ಕೋಲಾರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


4702-00-101-1-07-139 

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
1 ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿ 


='40.00 


2018-19 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 

1 ಪೋಷಕ ಕಾಲು: 


ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತು`ರಾದ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 3 


3.50 


2018-19 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


4702-00-101-1-07-139 

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
1 ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ಮರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


5.60 


2018-19 


ಕೋಲಾರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 


1 ಪೋಷಕೆ ಕಾಲುವೆ) 


ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮೆತ್ತ ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 


3.50 


2018-19 


4702-00-101-t-07-139 

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
1 ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ಸಂಘನೆ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತ್‌ರಾಜ 
ಕಾಲುಪೆಯ/ಹೊಷಕ ಕಾ: 


2018-19 


ಕೋಲಾರ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
- 1 ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯೆ ಅಂಗಳ ಮೆತ್ತು"ರಾಜ ಕಾವಾಷೆಯೆ/ಮೊಷ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


39.57 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


39.57 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಟ್ಟು ee: 


206.44 


206.44 


2018-19 


ಕೋಲಾರ 


4702-00-101-1-07-139 - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 


ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಚ್ಡಕೆರೆಗ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ. 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


41.57 


41.57 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವ್ಯ 


44.57 


41,57 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ SS ಸಮಗಾರ ತಂತ 
>| ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 7 ” ವೆಚ್ಚ” ಹರಾ 
ಸಂ k ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ pr 
1 2 3 4 5 § 7 [3 9 10 M 12 
1 [208-10 |80eces | Hoಗಾರವೇಟ! | 4702-00-800-5-00-133 G ಗಡದ & 
-19 | ಕೋಲಾ: PES ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ಯೋಜನೆ H 40.00 32.88 32.88 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ] | 4702-00-800-8-00-133 4ನೇ F Ul 
2 8-19 ಲಾರ K K ಕೀರ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮ 
2 i ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 36.28 36.28 
2 ಹಟ್ಟು 80.00 69.16 69.16 
ತಿಭಎಥೆ ತಾಲೂಕ - 180.00 110.73 110.73 
47102-00-101-1-07-139 - | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಚುಕೆರೆಗ ಬರುವ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಸ ೫ PR EAR 
[ 2018-19 | ಕೋಲಾರ ವ ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 50.00 744 7.44 - - 
ನ ಆಧುನೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ee 4102-00-101-1-07-139 - | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಬರುವ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು. K _ ನಿದ ಕರೇ ಫಿ 
-19 | ಕೋಲಾ! ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: ಳ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿರಿದ ಕೆರೆಯನ -— pe 
2 2018-19 | 8 ರ ಮುಳಟಾಗಿಟ ಪಧಾನ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳು” ಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆಲಂ: ದ 50.00 3.34 3.34 
- ಈಧುಗೀಕರಣ -- "ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ - po 
4702-00-101-1-07-139 - | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆಗ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ A H 
ಮುಳೆಬಾಗಿಲು! ೫ H ¢ REE ಪ 
3 2018-19 | ಕೋಲಾರ ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 50.00 0.45 - KN § 
ಮುಳಬಾಗಿಲು H ಸ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
4702-00-101-1-07-139 - 
ಮುಳಬಾಗಿಲು, sh ಗ ಕ್‌ § - N 
4 2018-19 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ “- 100.00 30.88 30.88 - ವ್‌: 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ಆಧುನೀಕರಣ 3 - ತೆ 
4702-00-101-1-07-139 - 4 3 
fe ih AR RE ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ - SL 
5 2018-19 | ಕೋಲಾರ ¥ ಮನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 60.00 43.82 43.82 A ಈ 
ಅಧುದೀಕರಓ ಜ್‌ 
4702-00-101-1-07-139 - 
6 1208-19 |ಕೋಲಾರ| ಮುಳಬಾಗಿಲು ಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: 30.00 25.00 25.00) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ Ly _ K 
4702-00-101-1-07-139 - ಸ ೫ 
7 | 208-0 |ಕೋಲಾರ| ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆಣೆ, ಪದಕಾಷ್ಠಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 19.586 19.56] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 - pi y pe ಸ: 
8 | 208-9 | ಕೋಲಾರ] ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಕರವಿರೆದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ. ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.78 14.78] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ "| - 
ಸ " ಆಧುನೀಕರಣ i ಸ RAS ಹ್‌ ಸಸ ) 
y 4702-00-101-1-07-139 - | | F ನ K 
9 2018-19 | ಕೋಲಾರ| ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ. ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.78 13.78] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಥ್‌ - 
ಈಧುನೀಕರಣ , N 
4702-00-101-1-07-139 - - ನ 
10 } 2018-19 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಚೀಕೂರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 15.37 ಹ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 - 
u } 208-19 |ಕೋಲಾರ| ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 18.85 18.85] ಪೂರ್ಣಗೆಬಂಡಿದೆ ಫೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 - ಸ್‌ 
12 | 2018-9 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾಃ _ ಅವಣೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 25.24 25.24] ಪೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ K 
p Ki _ pS § A 


_ KS ಎ 
- 2 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
3 | ವರ್ಣ | ಚಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ - ಷರಾ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 2 3 4 5 [3 _ 7 CR $% 10 [f 12 
4702-00-101-1-07-139 - 
13 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ| ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.0೦ 1773 17.73| | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ pl 
4702-00-101-1-07-139 - 
14 } 2018-19 |ಕೋಲಾರ| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಗಳಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 100.00 96.92 96.92! ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 - _ _ 
2 ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ _ 
15 | 2018-0 | ಕೋಲಾರ] ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ೧ ಕಾಮಗಾರಿ [a ೪ 100.00 77.19 77.19] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಆಧುನೀಕರಣ § - 
15 ಒಟ್ಟು 700.00” - "410.35 410.35 > 
1 | 208-159 800g | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ | 4702-00-800-8-00-193 . - 
ರ್‌ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 30.00 29.05 29.05 8 
2 I 208-19 [oe | ಮುಳಬಾಗಿಲು / | 4702-00-800-8-00-133 K ಹೂಣನಿಸಿಡಿದೆ > 
ನ್‌ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 10.00 1725 M 17.25]  ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ K 
2 [ಟ್ಟು 40.00 46.30 48.30 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟ 740.00 456.65 456.65 
4702-00-101-1-07-139 - 
1 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ೩ 150.00 126.72 126.72] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಅಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 - ಮ 5೧ 2ಡಿ 
ಬಳಿ. ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ K - 
2 2018-19 ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ks 100.00 77.93 77.93| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಆಧುನೀಕರಣ ” 
4702-00-101-1-07-139 — 
3 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 50.00 38.30 38.30] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಅಧುನೀಕರಣ:' _ _ > 
4702-00-101-1-07-139 - ; _ _ ಸ ನಕುಲ ಕಡ § ್‌ - 
4 | 208-19 [ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ | ರನ್‌ಣೂರಿ ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪನ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರ % ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ೇಲ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾ; - ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗ್‌ರಿ. 30.00 20.78 20.78 ಗೊ 
ಆಧುನೀಕರಣ ೪%, : 
4702-00-101-1-07-139 -| _ - ನ - 
K 0 ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ N _ 
5 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ K - ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಧ 30.00 22.03 22.03|. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಅಧುನೀಕರಣ - is “J 
4702-00-101-1-07-139 - |  ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ - 
6 | 2018-19 |ಕೋಲಾರ| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿ-ಕೆರೆಗಳ | ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಗಿಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ಸಾಫ ಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ 10.00 7.86 7.86] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § 
47102-00-101-1-07-139 ~ _ 
7 2018-19 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ರಾಯಲ್ದಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2018- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಹೊಸಕೆರೆ ದುಯ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.00 11.46 11.46] ಪೂರ್ಣಗೊ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 - N 
8 | 208-19 |ಕೋಲಾರ| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 10.00 6.42 6.42] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 


4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
pr ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು hp ar ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಸಲ್ಲಿ : ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 7 ES 3 3 [3 7 $ 9 [0 [Hl 12 
4702-00-101-1-07-139 - 
9 2018-19 | ಕೋಲಾರ ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ. - 10.00 - 8.49] - " 649]) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - ನಾ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಸ 
4702-00-101-1-07-139 - 7 ಗ R 
10 | 2018-19 [Seed ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ನು ಪಂಜು ಗಪಳ್ಳರಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2018-19 | ಕೋಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾ - a - 
ಪ್ರ BO SER 15.00 11.45 11.45 ನ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಫು ps 
4702-00-101-1-07-139 - | ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ 
1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಪಂಚಾಯತಿ ನೆಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ 10.00 7.05 7.05] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಆಧುನೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-101-1-07-139 - | ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿಷ್ಯಬ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ 
12 | 208-19 | ಕೋಲಾರ| ಶೀನಿವಾಸಮರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ | ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 1.35 1.35| ಪೂರ್ಣಗೊಂಿಡಿದೆ — 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-101-1-07-139 - 
- kl [3 ರಾಯಲ್ದಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ y: 
13 | 208-19 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಜ್ಯ ಜು ಈ ೪ಧ. 50.00 0.00 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಕಾಮಗಾರಿ. ” ke 
೫ 4: ಆಧುನೀಕರಣ 
702-00-101-1-07-139 - # pS 
f ELS ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸ £ 
14 | 208-19 [ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ - ಥ ೪% 50.00| . 0.00 0.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 5 -, 
ಕಾಮಗಾರಿ. - 4 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 — _ y 
15 | 208-19 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 3 ie k 50.00 15.00 15.00] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಅಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 — A 
16 | 208-9 |ಕೋಲಾರ ಪ್ರದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಸಿರೇ ಹೋಬಳ. ಯರಂಮರಿವಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R- ನೀಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಸೌದ ಸರ ತನದ ಕಾಮನ: 50.00 25.54 35.54) ಪೂರ್ಣಗೊ: -— p 
ಅಧುನೀಕರಣ ನ 
4702-00-101-1-07-139 - 3 
17 | 208-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 50.00 49.95 49.95] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 5 
4702-00-101-1-07-139 - 
§ 2 4 ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ € R p 
18 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಗ ಈ 50,00 48.49 48.49] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಡ್‌ - 
ಕಾಮಗಾರಿ. py ್ಯ 4 
ಆಧುನೀಕರಣ _ ಸ 
18, ಶೀನಾಸಘುರೆ ತಾಡನ ಅಟ್ಟ 830.00 486.82 486.82 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು 2593.50 1647.95 1647.95 
2019-20 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ವೇಮಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ. 
1 2019-20 | ಕೋಲಾರ 702-00-101-1-07-139 - ಘು ೫ ಮ ¢ 2 ಮ - - ಟಃ ಪ್ರಕ್ಸಯೆಯಃ 
4702-00-101-1-07 19 ೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ” 110.00 ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕೃಃ ಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ೪ ಹಿ _ 
_ ಬ ಆದುವೀಃ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊ: , ಕಸಚಾ ಹೋಬಳಿ, p 
2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ ತೋಲಾರ ಆಧುನೀಕರಣ ಹ Lr 90.00 W p: ನ - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ lj 
2 200.00} 0.00 0.00 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಪೆ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ i 
1 2019-20 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 2-00-101-1-07- KE 3: ಪ ಆ w RA My (E Wy, ವ y 
» ASE ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ | 
2 1 2019-20 [ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಸನ ಸೋಲಾರಜಲ್ಲೆಸ ಮಾಲೂರು; ತಾಲಕುಕಸ್ಯರು ದೂಡ್ಲಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
p 20 | ಕೋಲಾರ| ಮ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 ಸ - - - ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯಯಲ್ಲಿಗುತ್ತಃ 


| ¥ Oe ಇವಾ 
ಅ೦ಿದಾಜು ದ 
3] ವರ್ಷ | ಜಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ ಷರಾ 
ಸಂ 3 ಮೊತ್ತ ಆನುದಾನ * ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
T 2 3 4 3 [3 7 F ೪ 10 M [5] 
2 ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 125.00 0.00 0.00 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪಬಾ ಹೋಬಳಿ, K 
[ 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲಾರಿ ಬ ಬಂಗಾ ಇ ಬ 70.00 Ra - - R - ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕೃಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - pa 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು kd 4 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೂದಿಕೋಟೆ § 
2019-20 ಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [೬ .- ಅಧನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ, k ಇ ಸ _ _ B Ke 
2 ಕೋಲಾ: ಬಂಗಾರವೆ: ಟಿ ಹೋಬಳಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 . ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲಿರುತ್ತದೆ 
H ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 120.00 "0.00 0.00 
4702-00-101-1-07-139 - | 
1 2019-20 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜೆಎಪ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 75.00 - - - - ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಆಧುನೀಕರಣ - 
1 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 75.00 0.00 0.00 
§ 4702-00-101-1-07-139 - ನ ಎ - 
. N R ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ” A 
1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | . ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ನ ಕಾಮಗಾರಿ [a8 -: 100.00 - - — ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಆಧುನೀಕರಣ ಲ if 
2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139-- 50.00 - - - — ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಬೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
3 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಆಧುನೀಕರಣ 50.00 | . - — ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
4702-00-101-1-07-139 - - 
4 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ| ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 50.00 - - = - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಆಧುನೀಕರಣ _ _ K K N 
4 -”|ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು ಜು 250.00 0.00 0.00 
- ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, - _ K 
1 2019-20 | ಕೋಲಾರ ಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 _ ~ - - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ. 
ನ ಕಾಮಗಾರಿ § 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶಾಲ ರೋಣೂರು 
2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ —00-101-1-07-139 - ಸ ಮ - . - - ಟಿಂಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
2 ನೀಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾ 4702-00-101-1-07-139 ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ಕಡಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 ಟಿ ಕ್ಟ )ಿದುತ್ತ: 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ kd _ 
3 | 2019-20 'ಧುನೀಕರಣ 50.00 _ _ - - ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
4 | 2039-20 |ಕೋಲಾರ| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 3 500 _ K - - ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
4702-00-101-1-07-139 - - 
_ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ N PN K K 
5 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆಧುನೀಕರಣ 25.00 - - - — ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ಟಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೋಲಾರ 
6 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ ( - - 5000 _ ಖ್‌ - -— ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ 
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ - > 
6 - KER 250.00 0.00 0.00 - 
- ಮ್‌ 1020.00 0.00 0.00 
4702-00-101-1-07-139 - . 
[ 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕ 70.00 - - — - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
1 ಒಟ್ಟು ad - 70.00 0.00 0.00 - 
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— ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಎಜು | ಬಿಡು; - 

3 ಬಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ _ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾ 'ಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 

ಸಂ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ks ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
i 2 3 4 5 $ 7 % ನ್ಯ [0 TT 12 
ಗ 2021-22 
ಕೋಲಾರ 

2020-21 | ಕೋಲಾರ ಹೋಬಳಿ. ಹ 50.00 0.00 0.00 — - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4702-00-101— 
ರಿಗ: 


07-139 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮ 


25.00 0.00 0.00 - = ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ . 


502 K ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 

$702-00-101-1-07-139 - ಹೋಬಳಿ, ಸೊಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ kd kd 
ಶ್ರೀಃ 


3 2020-2! | ಕೋಲಾರ 


50.00 0.00 0.00 ~ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅದು ಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ 
4 {2020-2 | ಕೋಲಾರ| ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಅಧುನೀಕರಣ _ K ಖರ ತಾಲ್ಲೂ 75.00 _ . - - ಟಿಂಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
pe ಹೋಬಳಿ. ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § ಹ y 
5 ಶೀವಿಮಾಸಹುರ NT - ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
K 4702-00-101-1-07-139 - 100.00 * 
, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ , 
ಆಧುನೀಕರಣ 'ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ 
6 2020-21 | ಕೋಲಾರ ಹೋಬಳಿ, ಐರುಕಾಲುವೆ ಓಬಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 0.00 0.00: - - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ” 
6 ನೀನಿವಾಸಷುರ ತಾಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು 350.00 0.00 0.00 K 
RR ೯ " 
_ CR 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್‌.ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌' (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 318 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-3 ಘೋಷ್ಟಾರೆ 
ಪಸತ 7127 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರೆಗಳ ಅಧಿವೃದ್ಧೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ರೊಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 
“ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಲ; 
5 ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಸಂ ಫ [a ೪ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ “ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 SN 11 
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ - 
4702-00-101-1-07-139 - | ' | 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 6 350.00 0.00 - 0.00 - 4 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
1 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ _ 
4702-00-800-8-00-133 | 
f ಗವ I 46 0.00 0.00 - -”  |ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ. _ N 
4702-00-101-1-07-139 - § - oo 
2 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 1 24,97, 0.00 0.00 — - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ * 
4702-00-101-1-07-139 — - _ 
3 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ] 14,57 0.00 0.00 pd ies ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-1-07-139 — _ , , _ 
4 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- I 8.32 0.00 0.00 - -— ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ: 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ Na 
ಒಟ್ಟು 10 402.02 0.00 0.00 0 4 


i ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್‌.ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ 
K ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:318 HA ಅನುಬಂಧ-2ಕ್ಕೆ ಘೋಷ್ಟಾರೆ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
೫ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ye py Fy 
fy ಕ್ರ ಕೆರೆಗಳ : 
4 ನ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಷರಾ 
y ಸಂ ಇ, e ಸಂಖ್ಯೆ 
: 1 2 3 4 .7 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು es i 
K 1 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 7 pe 
\ - ಸ್ಯಾ ಬ x ಗ 
‘f 2 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 
5} 2 
'] § ವಾ 
K 3 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 9 _ 
"| } 1 ಕಲೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತದೆ 
. 4 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ¢ ಇ ವ 
್ಥ 2 
IE 
% 5 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 
| 2 
f 
2 6 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೆರ 18 
ಒಟ್ಟು [ ೧59 
2019--20ನೇ ಸಾಲಿನ ಫ್‌ ಸಮ 
1 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 2 
2 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 2 
3 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 2 R 
ll ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತದೆ 
4 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ [ ೫ ಈ ಈ 
5 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 4 
6 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 6 
ಒಟ್ಟು 17 ಸ 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 
1 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 1 ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತದೆ 
ಒಟ್ಟು 1 
ಜುಮ್ನಾ ಒಟ್ಟು 77 W 


} 
‘i 
“ 
1 
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p ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್‌.ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:318 ಕ್ಕೆ 
4 
WE ಅನುಬಂಧ-2 
i) 
i ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ-.- 
| ರೊಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕರೆಗಳ ಹೆಸರು ಷರಾ 
3 3 4 ಕ RE: 
ಧಾ 3 2018-19 ps 
ಸೋಲಾರ ಧಾ ನ 
2018-19 ಕೋಲಾರ | as - “ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆ p 
ಕೋಲಾರ ಸ i pS 
ಕೋಲಾರ SORE 
2018-19 ಕೋಲಾರ ರ ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ Bn ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಲಾರ 
| RB ; ಕೋಲಾರ/ 
+3 | 2018-19 ಕೋಲಾರ § ಸೀಪುರ ಕೆರೆ 
i i, ಕೋಲಾರ ಸ 
: ಫಾಲಾರ 
| 4 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ನ  . ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
_ e Ja 
ly ) KD ic; 
| ಕೋಲಾರ ] 
15 2018-19 ಕೋಲಾರ ಕೋ ಸಃ "'ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎ71 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ; ಲಾ 
. ಕೋಲಾರ FEN - 
‘| 6 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಸ K ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ “ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
I - ಕೋಲಾರ p SA i ಸಾ 
p 7 | 2018-19 ಕೋಲಾರ hE ಮ ಆಲೇರಿ ಕೆರೆಯ . | .. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ. 
Fl i ಜ್‌ 
i ಸೋಲಾರ ಒಟ್ಟು 
| ಮಾಲೂರು £ 
1 | 208-19 ಕೋಲಾರ ಮರು ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
‘ ್‌ ಮಾಲ ಇರು ನು 4 
| 2 | 208-9 ಕೋಲಾರ ae ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ki ಖಾಲೂರು 
| 3 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಸ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ೫3 ಸ್‌: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
]. ಒಟ್ಟು 
| ~~ 
i ಮಾಲೂರು ] 
1} 208-19 ಕೋಲಾರ gy K | - ” ಹುಣಸೇಕೋಟೆ ಕೆರೆ le ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
H ಖಾಲೂರು nm - 
|2| 208-19 ಕೋಲಾರ N ದ 4 ಕುಪ್ಪೂರು ಕೆರೆ ಹ ಪ ಕಾಮಗಾರ್ದಿ`ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
il f ಮಾ ಬ f 
i RS ಫಿ 
( * ಖು fg £ಿ 


ಕ್ರ 
ಧು ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು ಷರಾ 
ಸಂ ಕ: 
1 2 3 4 5 6 
ಒಟ್ಟು 
ಮಾಲೂರು ಒಟ್ಟು 
1 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರಂ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
3 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ದೊಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
4 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಪ್ಪ`ಡೊಡ್ಡ್‌ಕಕೆ 
5 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಜೋಡಗು್ಗ್‌ ಹಾಸ ರೆ 
6 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಚಾಲನ 3ರ 
Rs § ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
7 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ 'ಡೊಡ್ಡ3ರೆ 
8 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಂಘನ್‌ಷ್ಗ್‌ ಮೊಡ 
9 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರಾಮಸಾಗರಕರೆ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 
§ ಕೆಜಿಎಘ / p p Ce 
1 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಸ್ಥಿ 
ಒಬ್ಬ 
1 { 2018-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ! ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 | 208-19 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ § ಬೋವಿನ ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು 
ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 
ಮುಳಬಾಗಿಲು/ 
1 2018-19 ಕೋಲಾರ ಕಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡುಕೆರೆ 
h ಮುಳಬಾಗಿಲು ನ ಸಡ್ಡು 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಸ 
2 | 208-9 | ಕೋಲಾರ ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 4 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಛೂ 3 PE 
——— J ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3 | 208-19 | ಕೋಲಾರ ಫಾ : ಕರವಿರೆಡಿಹಳಿಕೆರ 
€ ಮುಳಬಾಗಿಲು "' ಸ ಡಸ 
J 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 
4 | 2018-19 ಕೋಲಾರ KS / ಉತ್ತಮುರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 5 2: 


ಸ 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು "ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು ಷರಾ 
3 4; 3 6 
ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮೇಲಾಗಾನಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ "ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪದಕಾಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯ್‌ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
id $30819 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿವ ಬರಿಗವಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
io 2018-19 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಚೀಕೂರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
Ti | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[71 308-75 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅವಣಿ`ಡೊಡ್ಡ್‌ ನವ ಮಾರ್ಣಸಾಡಡ 
13 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
14 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
15 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ" *: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
i] 208-9 | ಕೋಲಾರ ಮಾಗು ನಾಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆ , . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನ. 
2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ ಮಾಗು! _ ವಮ್ಮೆಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
I . ಒಟ್ಟು". _ ಎ 
j ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು . _ 
[TT 2008-15 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಚಿನ್ನತಾತ ಕರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
73 | 208-5 | ಲಾರ ಸನವಾಸಹುರ ಫೋಾಚಿಲ್ಲೂರು ಬಾಲರಡ್ಡ ಕರೆ ಇವಾಗಾರಿ: ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
3 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬದ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
4 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದೇವಲವಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
EES ET ನವ್‌ ಮಾತಾ ನಾಗಾ ಪೂರ್ಣಗಾಂಡಪ 
76 | 208-19 ಫೋಲಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಗಕೆೆಯಿಂದ`ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ ಕರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
17 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪುರ ಸುಣ್ಣಕಲ್‌ ಹೊಸಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
{8 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಚನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ : ಸಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
{9-1 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 308-5 | eed ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ತನಷಾರವಂಗಾ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. 
12 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಫಾರ್ಣಗಾಂಕವೆ 


3 ವರ್ಷ ಜೆಲ್ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು _' ಷರಾ 
7 3 5 4 3 [5 
13 | 2018-19 ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ” . § K 
14 | 2018-19 ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ — ಕೂರ್ಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 | 2018-19 ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಕಾಮ ಸೂಂಡಿದೆ 
CREE TTT ನಾವ ಯಕ್ರರವಾಕವ ರಮನ ರೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
17 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
18 | 2018-19 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ ಶೀನಿವಾಸಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು 
2019-20 K 
2050 ಸನಕ ವೈರಾಂಡವಾ ಷಾನ ಜೆಂಡರ್‌ ವ್ರ್ಯಹಮ್‌ರಾತಡ 
2 |2019-20 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 
2019-20 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರುಕ್ಸಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
2 | 2019-20 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | a 
WU MAT ವಾನರ ಪಾಷಾ ನಾಡ್‌ ಸಾವಹನನಾತಡ 
2 | 2019-20 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ “ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 
2019-20 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್‌ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 
ಕಜೆ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಟ್ಟು | ”] 
2019-20 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಪುಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
2° 309-5 ಫೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು — ಬೈರಕೂರು ಡೊಡ್ಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ ಯೆಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 
2019-20 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ - .. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
4 | 2019-20 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು ” 
TTT ed ಾನವಾಸವಾರ ಎಕಾಯಾಸಾಡ ನ್‌್‌ ಷಂಡರ್‌ಸ್ಯಾಷಹಾ್‌ ವಾ 
2 | 2019-20 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೊರೆಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
3 1 2019-20 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಟಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
TE ನಾನಕ ನಾಗವಪಂಕ ಸಂಡರ್‌ಪ್ಯ್ಳಷಹುಕ ಹಾವ 
5 | 2019-20 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


3 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು ಷರಾ 
[VE 3 | 4 - 5 —— [3 
6 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | Ned ಜಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕರೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. § 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು - 

2020-21 ರ ರ್‌ ~ 
[ 2020-21 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಯರಕೊಂಡರಾಯನ ಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 
; 
§ _ 
ಮ್‌ ಲ್‌ 
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( 4 ರ ಸ ಸವ ರಾಡ್‌  ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
} ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಬೆ|' ಾಂಿಯಡಂತ 
ವರ್ಷ | ಜ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು _ ಸಾದು kk ಪೆಚ್ಚ ಷರಾ 
f RE § ೫ ಮೊತ್ತ : ಅನುದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
p 3 4 I 5 ಸ 7 ಥ p io 7 N— [F 
2021-22 
3 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಲ್ಪಾಡು 
2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಓಭಳೇಶ್ವರ ದೆ 'ವಸ್ಥಾನ 50.00 0.00 0.00 pS ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
4702-00-101-1-07-139 - ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕಿರೆಗಳ ನ * 
ವಛುನ್ಲೀಕಥ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಲ್ಪಾಡು 
2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹೋಬಳಿ. ಯಡಗಾನನಲ್ಲಿ: ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ : 25.00 0.00 0.00 
k ಸ § . ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ ವ o Us 
RS ರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನೆಲವಂಕಿ p ವ ಇ 7 
3 ತ 4102-00009 K ಹೋಬಳಿ, ಸೊಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 0.00 0.00 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ld ke ml _ 
ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ನ 
0215; ಕೋಲಾರ ಆಧುನೀಕರಣ ನ ದ bc _ p ಭಿ ಪ್ರ i 
ಕೋನ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 78.00, ಎ ಟಿಂಡರ” ಪ್ರಕ್ಟಯಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ “|, EG > ಜೊ. ಸ 
2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ -400.00]) 3 ರ, | "- | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
4702-00-101-1-07-139 - 'ಕಾಮ: So 
ಗಾರಿ, 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆದುನೀಕರಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ 
2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ % ಹೋಬಳಿ, ಏರುಕಾಲುವೆ ಓಬಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 0.00 0.00 p ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ¥ ್ಣ - 
ಬಟ್ಟು k 350.00]. 000 — 000 0 NN: 
ಗ್‌ ನ 5 ವ 0 ~ 
2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶೀನಿವಾಸಪುರೆ 4702-00-800-8-00-133 ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ದೊ: ಫೆ Ee ಟಂಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲಿರುತದೆ 
22: ಕೋಲಾರ] | ಹೀನಿವಾಸಮರ್ಯ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ 4.16 0.00 0.00 - 4 ಲಡರ್‌ ಪ್ರಕ )ರುತ್ತಃ 
ಒಟ್ಟು » g ನ 416" .000 . 0.00 0° NE 
ಶೀನಿದಾಸಹುರ ತಾಲ್ಲೂ'ಬಟ್ಟುಗಸ್ರಿ ಸ್‌ 345.84 0.00 0.00 0 ವ 
2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು 24.97 0.00 0.00 x pa ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
E £ ಫು! 
24.97] ” 0.00 0.00 0 0 
ೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಸ್‌ ನಹ 
-22 | ಕೋಲಾರ ೫ ಸ ಕೃಷ್ಣ ಸ \ 
2021-22 ಲಾರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 14.57 0.00 0.00 } ವ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂ 14.57 0.00 0.00 0 0 
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f 47%02-00-800-8-00-133 | ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 'ಠಾಲ್ಲೂಖೆ. ಬೋಡಗುರ್ಕಿ 3 
e ) ಪೆ ನ ke ಸ ¥ ಫೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಕಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
3] 7021-22 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ವಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. -:. .. [೨.832 0.00 0.00 ನ ಕೃ 
ಏಂಗಾರನೇಟಿ'ತಾಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟ - a3 000] - 000. 0 0 
70೫-37 ಬಟ್ಟು ST 393.70 000[- 000 0 a -| 
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